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Gemeente Bergen op Zoom - Groot asfaltonderhoud Randweg West en Noord 

Dit is een copie van de officiële bekendmaking dd. 28 juni 2015 in de Bergen op Zoomse Bode 


Wegen zijn aan slijtage onderhevig. Door verkeer, werkzaamheden en weersinvloeden (schade door 
vorstinwerking) kan het wegdek verslechteren. Bij klinkerbestrating is dit eenvoudig op te lossen door 
de verzakte stenen op te halen. Bij asfaltwegen ligt het iets anders. Een gat of verzakking in een asfaltweg 
kun je niet zomaar repareren. Om te zorgen dat een beschadigde of verzakte asfaltweg weer tip top in 
orde is, worden werkzaamheden verricht waarbij de gehele asfaltconstructie of alleen de bovenste as- 
faltlagen vervangen worden. 


Op de Randweg West en Noord in de Gemeente Bergen op Zoom worden op korte termijn door de 
firma Boskalis bv onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding uitgevoerd. 


Tijdens de uitvoering worden de betreffende wegdelen geheel afgezet. Hierdoor ontstaat overlast die 
wij uiteraard tot een minimum proberen te beperken. Dit gaan we doen door zoveel als mogelijk in de 
nacht of in het weekend te werken. De Randweg zal overdag volledig open zijn, echter zal u met gepaste 
snelheid over gefreesd wegdek moeten rijden en zal de Groene Golf uitgeschakeld zijn. 


Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u contact met de gemeente Bergen op Zoom opnemen, tel. 14 
0164. 


In het onderstaande wordt de planning en de aard van de werkzaamheden weergegeven. Met nadruk 
wordt vermeld dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. 


Kruising Lelyweg-Burgerhout met de Randweg: Afgesloten van vrijdag 10 juli 19.00 uur t/m maandag 
13 juli 6.00 uur 

(Weekend- en nachtwerk, volledige afsluiting) 

De werkzaamheden betreffen het vervangen van asfalt in de rijbaan en het herstellen van de bestratingen 
langs de Randweg. Het werkvak wordt vanaf de rotonde Boerenverdriet tot de kruising met de Ringers- 
weg voor alle verkeer afgesloten. De benodigde omleidingsroutes worden voorzien. 


Randweg tot A4 stad uit: Vanaf 11 juli tot en met 20 juli van 19.00 tot 06.00 uur 
(Nachtwerk, verkeer 2 richtingen op 1 rijbaan) 

De werkzaamheden betreffen het vervangen van asfalt in de rijbaan en het herstellen van de bestratingen 
langs de Randweg. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd 
zodat overdag het verkeer op de gebruikelijke manier zich kan afwikkelen. Tijdens de uitvoering in de 
nacht zal het verkeer in 2 richtingen op 1 rijbaan gezet worden. Omleidingsroutes zijn niet benodigd. 


Randweg vanaf A4 stad in: Vanaf 18 juli tot en met 20 juli van 19.00 tot 06.00 uur 
(Nachtwerk, verkeer 2 richtingen op 1 rijbaan) 
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De werkzaamheden betreffen het vervangen van asfalt in de rijbaan en het herstellen van de bestratingen 
langs de Randweg. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd 
zodat overdag het verkeer op de gebruikelijke manier zich kan afwikkelen. Tijdens de uitvoering in de 
nacht zal het verkeer in 2 richtingen op 1 rijbaan gezet worden. Omleidingsroutes zijn niet benodigd. 


Werkzaamheden overdag: 

Het kan voorkomen dat overdag enkele kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd worden. De hinder 
zal zich dan beperken tot een halve rijbaanafzetting buiten de spitsuren. 

Mocht door onvoorziene omstandigheden zich toch een situatie voordoen waardoor extra overlast 
ontstaat dan vragen wij uw begrip hiervoor. 


Voor meer informatie: www.bergenopzoom.nl/lnwonersAVonen_verbouwen_verkeer/Projecten. 


Gemeenteblad 2015 nr. 56723 29 juni 2015 




